DÉPARTEMENT  DE  UISERE. 


ADJUDICATION  DES  BARRIERES, 


A D J U D I C A T I O N D E S BARRIERES 

DU  DÉPARTEMENT  DE  L’ISERE, 

Conformément  aux  Lois  des  24  Fruclidor  an  5 , 
Thermidor ^ g V endémiaire , j Nivôfe  an  6 y 
6*  14  Brumaire  an  j. 


CAHIER  DES  CHARGES. 


■ ! 


perception  de  la  taxe  d’entretien  des  routes , aux 


barrières  fituées  dans  l’étendue  du  département  de  Éîfere, 
à la  cbarge  d’entretien  des  routes,  embranchemens  & 
rues  des  communes  qui  font  partie  defdites  routes,  eR 
divifée  en  douze'adjudications. 

' PREMIERE  /Adjudication. 


La  première  adjudication  comprend  la  barrière  de 
Bron,î celle  de  la  Verpilliere  & celle  de  Bourgoin,  du 
côté  de  Lyon,  • 

,,  La  partie  de  la  loute^de  Grenoble  à Lyon , à réparer  & 


V 

WeV 


entretenir  du  produit  de  ces  barrières eft  celle  qui  corn- 
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nience  à la  limite  du  département  du  Rhône  & fe  termine 
à l’entrée  de  Bourgoin. 

2. ®  Adjudication. 

La  fécondé  adjudication  comprend  la  barrière  de  Bour- 
goin, du  côté  de  Grenoble,  & celle  de  Lafrette. 

Les  parties  de  route  à entretenir  du  produit  de  ces  bar- 
rières font, 

1. °  Celle  de  Grenoble  à Lyon,  depuis  l’entrée  de 
Bourgoin,  du  côté  de  Lyon,  jufqu’à  l’entrée  de  Rives^ 

2. °  L’embranchement  de  Lafrette  à Vienne,  depuis 
Lafrette  jufqu’à  la  fortie  de  la  Côte-Saint-André. 

3. ®  Adjudication. 

f ' ■ 

La  troifieme  adjudication  comprend  la  barrière  de  Moi" 
rans  6c  celle  de  Grenoble,  du  côté  de  Lyon. 

Les  parties  de  route  à la  charge  de  ces  barrières  font , 

1. °  Partie  de  la  route  de  Grenoble  à Lyon,  depuis 
l’entrée  du  Haut-Rives,  du  côté  de  Lafrette,  jufqu’au 
Pont-de-Pierre  de  Grenoble. 

2. °  Partie  de  la  route  de  Valence  au  département  de 
l’Ain,  depuis  la  Combe  de  Javanu,  entre  l’Albenc  & 
Tulins , jufqu’au  hameau  des  Fagots,  en  deçà  de  Chirens, 
cette  route  rencontrant  à Moirans  celle  de  Paris  à Antibes. 

3. °  Partie  de  la  traverfe  de  Grenoble  pour  la  même 
route  de  Lyon  à Antibes,  comprenant  le. pavé  du  Pont- 
de-Pierre,  la  rue  de  France,  celle  de  l’Hofpice  civil  6c 
une  partie  de  la  rue  de  l’Etoile. 

4. °  Partie  de  la  même  traverfe  pour  la  route  de  Gre- 
noble à Montmeillan,  comprenant  la  rue  du  Quai,  depuis 
le  Pont-de-Pierre  jufqu’à  la  place  de  la  Conftitution , la 


travetfe  de  cette  place  , la  rue  du  Palais , la  place  aux 
Herbes,  la  rue  Brocherie  , & la  traverie  de  la  place  ci- 
devant  Notre-Dame. 

t » Partie  de  la  même  traverfe  pour  la  roule  de  trte- 
noble  à Chambéry,  comprenant  la  rue  f 

l’entrée  du  Pont-de-Pierre  )afques  vis-a-vib  le  Pont-de-Bois. 

6 ° Partie  de  ladite  traverfe  pour  la  route  de  Matfeille 
par  la  Croix-Haute,  comprenant  le  pavé  du  Quai,  depuis 
le  Pont-de-Pierre  julqu’à  la  Graille. 

Adjudication. 

l.a  quatrième  adjudication  comprend  la  barri^ere  de 
Boutnoin,  du  côté  de  Chambéry  , fur  la  route  de  Pans 
en  lfalie  , celle  du  Pont-de-Beauvoifm  fur  la  meme  toute, 
nlicée  à la  limite  du  département,  & celle  de  Montferrat , 
fur  la  route  de  Valence  au  département  de  > Am  , qui 
rencontre  celle  de  Paris  en  Italie  , en  deçà  du  Pont-de- 
Beauvüirin. 

Les  routes  à la  charge  de  cette  adjudication  font , 

1 ° Celle  de  Paris  en  Italie  , depuis  fon  origine  au 
fom'met  de  la  place  des  Fontaines  de  Bourgoin  jufqu’au 
milieu  du  Pont-du-Guiers  au  Pont-de-Beauvoifin  limite 
du  département  de  PIfere  avec  celui  du  Mont-Blanc. 

2°  Les  parties  terminées  de  l’embranchement  de  Cre- 
mieu  : favo.r , depuis  Bourgoin  jusqu’à  la  ci-devant  Croix- 
Saint-Claude  & la^  traverfe  de  la  chauffée  de  Flofaille. 

2 ° La  partie  de  la  route  de  Valence  au  département 
de  PAin /depuis  le  hameau  de^  Fagots,  en  deçà  de 
Chirens,  jufqu’à  la  rencontre  du  Guiers,  près  le  bac  de 
Cordon. 
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5-*  Adjudication. 

'a  barrière  de  !a 

15egude  & celle  de  Vienne,  porte  de  Lyon. 

La  partie  de  la  route  de  Lyon  à Marl'eille,  à la  charge 

HhAr*  à la  limite  du  département  du 

Ktionc  & Te  termine  à l’entrée  de  Vienne. 

6.'  Adjudication. 

La  fixieme  adjudication  comprend  la  barrierre  de 
Vienne,  porte  d’Avignon  , celle  du  Péage-de-Rouli]Ilon  , 
iur  la  meme  route,  & la  barrière  Pont-Levêque. 

Les  routes  a la  charge  de  ces  barrières  font, 

i.°  La  partie  de  la  route  de  Lyon  à Marfeille,  depuis 

Vienne,  du  côté  de  Lyon,  juhjn’à  la  litl!ue 
au  departement. 


2.°  L’embranchement  de  Vienne 


Lafrette,  depuis 


fon  origine  au  pont  de  la  Gere,  jufqn’au  torrent  di  la 
Vezonne,  ou  finirent  les  parties  de  cet  embranchement, 
qui  lont  terminées  du  côté  de  Vienne. 


7-®  Adjudication. 

La  feptieme  adjudication  comprend  les  barrières  de 
Vinay  & des  Fories,  fur  la  route  de  Valence  au  départe- 
ment de  l’Ain.  ^ 

Le  produit  de  ces  barrières  eft  deftiné  à la  réparation 
& a 1 entretien  de  la  partie  reliante  de  ladite  route  de 
Valence  au  département  de  l’Ain  , depuis  la  Combe  de 
la  tourelle,  limite  du  département  de  l’Jfere  avec  celui 
de  la  Drôme  , jufqu’à  la  Combe  de  Javanu  , entre  l’Al- 
benc  & 1 ulins. 


8.®  Adjudication. 
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La  huitième  adjudication  comprend  la  barrière  de  la 
porte  Saint-Laurent  de  Grenoble  ôc  celle  du  Touvet , qui 
lont  placées  lur  la  route  de  Grenoble  à-  Chambéry. 

Le  produit  de  ces  barrières  eft  deftiné  à réparer  & en- 
tretenir ladite  route  de  Grenoble  à Chambéry,  depuis 
le  Pont-de-Bois  à l’entrée  de  la  rue  Saint-Laurent , dans 
la  traverfe  de  Grenoble,  jurqu’au  ruifîéau  de  Glandon, 
limite  du  département  de  l’Ifere  avec  celui  du  Mont- 
Blanc. 

9, ®  Adjudication.  \ 

La  neuvième  adjudication  comprend  les  barrières  de 
la  porte  de  Bonne,  de  l’embranchement  de  Très-Cloîtres 
ôc  de  la  porte  de  la  Graille.  ^ 

Les  routes  à entretenir  du  produit  de  ces  barrières  font, 

i.°  La  fuite  de  la  route  de  Paris  à Antibes,  par  Lyon 
& Grenoble,  depuis  la  porte  de  Bonne,  à Grenoble, 
juiqu’à  la  fortie  de  Brié.  ; ^ 

2°  L’embranchement  de  Très-Cloîtres'.''  ; '1  m;  J -1 

3. °  La  route  de  Grenoble  à Marfeiile  par  la  Croix- 
Haute,  depuis  la  porte  de  la  Graille  jufqu’à  Varces.  i 

4. °  La  traverfe  de  Grenoble  5 depuis  la  rue  de  l’Etoile 
jufqu’à  la  porte  de  Bonne,,  comprenant  la  rue  Créqui  ,: 
drpuis'lmdhe  rue  de  l’Etoile  jufqu’à  celle  de  Bonne,  6c 
celle  de  Bonne  entre  la  rue  Créqui  & la  porte  de  Bonne. 

10. ^  Adjudication. 

La  dixième  adjudication  comprend  les  bameres  de 
LafTrey  & dé  Corp , fituèes  Tur  la  foulé  de  Paris  à' An- 
tibes, ou  de  Grénobie  à"  Gap  $z  Briançom.  ‘f 
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Le  produit  de  ces  deux  barrières  fera  employé  à ré- 
parer la  partie  de  cette  route  , depuis  Brié  jufqu’à  la 
Combe  de  Lara,  au-delà  de  Corp  , limite  du  départe- 
ment de  rifere  avec  celui  des  Hautes-Aipes. 

'il.®  Adjudication. 

La  onzième  adjudication  comprend  les  deux  barrières 
de  Livet  & du  Mont-de-Laos,  lur  ia  petite  route  de  Gre- 
noble ‘à^'Briançon. 

Le  produit  de  ces  deux  barrières  fera  defliné  aux  répa- 
rations & entretien  de  cette  route  dans  toute  fa  longueur 
lur  le  département  de  l’ifere,  depuis  (on  origine  à la  iortie 
de  Vizille,  fur  la  grande  route  de  Briançon,  jufqu’auprès 
dè  l’hôpital" dé  Loche,  limite  du  département  de  l’ilere 
avec  celui  des  Hautes-Alpes. 

' 1 2.®  Adjudication. 

La  douzième  adjudication  comprend  la  barrière  du 
faubourg  Très-Cloîtres  & celle  de  Goncelin. 

Les- routes  & tues  à entretenir  du  produit  de  ces  deux 
barrières  font , 

1. ®  La  route  de  Grenoble  à Montmeillan , fur  laquelle 
elles  fe  trouvent  placées,  depuis  la  barrière  de  Très-Cloîtres 
jufqu’à  ia  limite  du  département  de  l’Ilere  avec  celui  du 
Mont-Blanc. 

2. ®  La  rue  du  Poids  de  la  commune  , depuis  l’extrémité 
de  la  place  Notre-Dame  jufques  au-delà  de  la  voûte  près 
ICjCi-devant  Evêché,  la  rue  Très-Cloîtres  jufqu’au  pont 
de  la  Demi-Lune , ôc  la  rue  du  faubourg  Très-Cloîtres, 
ces  trois  rues  formant  la  deuxieme  partie  de  la  traverfe 
de  ladite  route  dans  la  commune  de  Grenoble. 


.7, 

3*  La  partie  de  rembranchement  de  Goncelin  à Al- 
levard  qui  eft  terminée. 


INDICATION  GÉNÉRALE 


De  la  naiure  des  Ouvrages. 

La  réparation  & entretien  des  routes,  embranchemens , 
traverfes  6c  rues  ci-delTus  défignées  , confille  en  recharge- 
ment de  chauffées  d’empierrement  & cailloutis,  en  pavés 
équarris,  de  pierre  brute  & de  cailloux  à relever  à bout, 
en  terraffes  pour  rétablir  les  accottemens  & les  maintenir 
fuivant  le  profil  des  chauffées  , 6c  en  rejointoyemens  & 
crépiffage  pour  prévenir  les  dégradations  des  ponts  j.pont- 
ceaux  ôc  acqueducs , ’6c  les  coaierver  , lefquels  ouvrages 
feront  exécutés  peiidant  chaque  année  du  bail , ainfi  qu’il 
eft  prefcrit  aux  devis  particuliers^  & détaillés  de'^  chaque 
adjudication.  - • - 

.R  T I C L Ê P R E M I E R.  P ^ 

■■  Durée  de  T ÀdjwJicanon, 

Conformément  aux  lois  des  24  fruélidor  an  ç , i.®"  ther- 
midor, 9 vendémiaire,  3 nivôfe  an  6 , ôc  14  brumaire 
an  7 , la  perception  de  la  taxe  ^d’entretien  des  routes  aux 
barrières  comprifes  dans  chaque  adjudication  indiquée 
ci'deffus  , fera  affermée  jufqu’au  i .®'^  germinal  an  10  ,*  à 
compter  du  jour  de  la  mife  en  jouiffance  de  chaque  adju- 
dicataire, par  les  adminiftrations  municipales  dé  canton, 
aux  charges,  elaufes  ôc  conditions  fuivantes. 
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Les  routes  de  ce  déparlement  étant  très-dégradées  , 
chaque  adjudicataire  eft  chargé  de  rétablir  pendant  la  pre- 
mière année  de  fon  bail,  les  routes,  embranchemens  & 
rues  défignés  ci-delTus,  faifant  partie  de  fon  adjudication  , 
& de  les  maintenir  enfuite  en  bon  état  pendant  le  rede 
de  la  durée  dudit  bail,  conformément  aux  claufes  des 
devis  rédigés  par  l’ingénieur  en  chef,  vifés  par  l’adminif- 
tration  centrale,  ôc  approuvés  parle  minidre  de  l’intérieur. 

’iii. 

Relevés  à bout  des  Paves. 

De  la  fuperfîci©  totale  des  chaulTées  pavées  des  routes 
comprifes‘ dans  chaque  adjudication , il  en  sera  relevé  à 
bout  pendant  chaque  campagne,  ja' quantité  défignée  dans 
les  devis  particuliers'" & aux  endroits  indiqués  chaque  an- 
née par  un  état  qui  fera  drelTé  par 'l’ingénieur  de  l’ar- 
rondilTement , ligné  de  l’ingénieur  en  chef  6c  vifé  par 
l’adminiftration  centrale  du  département. 

Les  relevés  à bout  feront  exécutes  depuis  le  i.®’’  ger- 
minal jufqu’au  brumaire  fuivant , & l’adjudicaiaire 
aura  l’attention*,  en  faifant  travailler"  aux  réparations  des 
pavés  dans  les  traverfes  des  communes,  de  lailfer  libre  la 
moitié  de  la  chauflee  pour  le  palTage  des  voitures. 

IV. 

) 

L’adjudicataire  ne  pourra  rien  changer  ni  diminuer  de 
ce  qui  fera  compris  dans  l’état  d’indication  des  relevés 
à bout..  S’il  contrevenoit  aux  prélentes  difpofitions,  il 
n’en  feroit  pas  moins  tenu  d’exécuter  les  relevés  à bout 
indiqués  par  ledit  état,  fans  pouvoir  rien  prétendre  pour 

les 
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les  ouvrages  qu’il  aurait  faits,  & qui  n’auraient  pas  été 
portés  dans  cet  état. 

Lorfque  dans  le  courant  de  chaque  année  il  fera  jugé 
néceflairc  de  faire  des  relevés  à bout  qui  ne  ieraient  pas 
compris  dans  l’état  d’indication  mentionné  ci-deflus  , il 
en  fera  diminué  par  compenfation  une  quantité  relative 
dans  les  parties  qui  feront  moins  urgentes,  fuivant  l’ordre 
par  écrit  qui  fera  donné  à cet  effet  par  ledit  ingénieur. 

V. 

Qualité  & échantillon  du  Pavé  de  pierre  équarrie  , 
des  bordures  & de  celui  de  cailloux. 

Il  ne  fe  trouve  point  de  grès  propres  à faire  du  pavé 
dans  ce  département.  Les  chauffées  pavées  en  général  font 
conftruites  en  cailloux  & pierres  roulées,  a l’exception  de 
quelques  parties  qui  le  font  en  pierres  dures  équarries  , 
fur  vingt-deux  à vingt-quatre  centimètres  en  tout  fens. 

Les  qualités , façons , pofe  & fourniture  du  pavé  neuf 
font  indiquées  dans  les  devis  de  ces  différentes  chauffées, 
& l’adjudicataire  fera  tenu  de  fe  conformer  à ce  qui  y efî 
prefcrit , ainfi  que  pour  la  qualité  & quantité  de  fable  à 
employer  par  mètre  quarré. 

V 1. 

Réparation  Jîmple  des  Pavés  de  pierre  & cailloux. 

Toutes  les  chauffées  pavées  feront  entretenues  fans 
rous , rouages  ni  fîaches , au  moyen  des  relevés  à bout 
bui  feront  indiqués  chaque  année,  & .qui  feront  fuffifans 
pour  maintenir  ces  pavés  en  bon  état,*-ayaut  obférvè'qüei 

B 
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les  parties  de  chauffées  pavées  étant  en  général  très- 
éloignées  les  unes  des  autres  dans  ce  département , on  ne 
pourroit  entretenir  des  ateliers  ambulans  de  paveurs  pour 
ces  entretiens  fimples.  Mais  fi  dans  le  cours  d’une  cam- 
pagne il  étoit  néceffaire  de  réparer  des  rouages  ou  flaches 
dans  des  parties  où  il  n’aurait  point  été  indiqué  de  relevés 
à bout,  il  en  feroit  fupprimé  une  quantité  équivalente  dans 
d’autres  endroits  qu’il  feroit  moins  urgent  de  rétablir. 

V I I. 

Chaujpes  d'empierrement  & cailLouiis, 

Les  chauffées  confiruites  en  empierrement,  après  avoir 
été  réparées  pendant  la  première  campagne , feront  en- 
tretenues journellement  au  moyen  de  cantonniers  à ce 
prépofés.  Il  y fera  employé  annuellement  la  quantité  de 
matériaux  prefcrite  par  le  devis  pour  chaque  partie  de 
route,  afin  de  conferver  leur  bombement,  & l’entretien 
fera  fait  avec  la  plus  grande  exaéiitude,  de  maniéré  qu’il 
n’y  ait  aucuns  trou  , rouage,  boue,  flache,  immondice,  ni 
pierre  en  aute  , & que  lefdites  chauflées  foient  bien  rou- 
lantes en  tout  temps. 

Avant  que  de  répandre  les  cailloux  & graviers,  les 
ornières  feront  nettoyées  de  toute  la  boue  ou  terre  qui 
pourroit  s’y  trouver,  choififfant  de  préférence  le  temps  qui 
fuccédera  à des  pluies  qui  auront  détrempé  ces  boues. 

VI  I I.  - 

Approvifionnemcns, 

. Les  matériaux  pour  réparer  & entretenir  les  chauffées 
pavées  ,ôc  ^celles  d’empierrçment  , feront  pris  dans  les 


carrières  & ‘graveHeres\incliquées  aux  devis,  & l’eiitre- 
preneur  ne  pourra  tirer  des  cailloux  ni  du  fable  fur  les 
accottemens  ou  dans  les  fo{rc3,-"ni  faire  des  excavations 
‘pbur  s’en' procurer , à une- diftance  moindre  de  dix  mètres 
dè  la  ligne  extérieure  des  accottemens  j & dans  le  cas  où 
il  feroh  jugé  necefTaire  d’en  faite' à cette  proxinaité  , elles 
feront  aufîitôt  remplies.  ' ’ - .)  • . > 

L’adjudicataire  fera  tenu  de^payer  les  indemnités  ou 
prix  du  terrein  qu’il  aura  endommagé  pour  l’extraélidn 
des  matériaux,  de  gré  à'  gré  avec  les  propriétaires,  ou 
-em  cas  de  conteltation , à dire  d’èxperts;- 

Il  ne  pourra  vendre  ou  employer  à tout  autre  objet 
qu’à  la  confeâiion  des  ouvrages  compris  dans  fon  adjudi- 
cation , le  pavé , la  pierre  brute  , le  fable  ou  les  cailloux 
qu’il  aura  tirés  ou  approvifionnés  , quoiqu’il  s’en  trouvât 
-d’excédent  après  lançon feétion  defdits  ouvrages. 

..  Les  naatériaux  _pt}ur  les  relevés  à j?put  des  chauffées 
pavées , feront  apportés  à' fur  & mefure  de  l’emploi,  & 
les  voitures  enlèveront  en  même-temps  les  pierres  de  rebut 
pour  les  porter  dans  des  endroits  où  ils  ne  puilfçnt  nuire. 
Quatit  aux  .griavie/? , caillqu^t‘<&  pierrailles  pourjla  répa- 
ration & l’entretipn  chaplfées  d’empierrement,  il  fera 
tenu  ?d’avôiT.,en  dépôts  fur;  Iqs.  accottemens  les  quantités 
indiquées  par  les  devis,,  dont,  moitié  devra  .être  .approvi- 
(ionnée^au  vendémioirefde  chaque  année,  & diflri- 
buée  des  deux  côtés  de  la  route  par  tas^.prifmatiq.ups„  cu- 
bant chaqun  foixante-dix  centiernes  de^rnetre.,  & placés 
fur  une  m’ênie  ligne' de ’cLaque  côré^  ^à  un  demi-tpètrp  du 

bord  extérieur  du  chemin.  ' ' V / ^ ' 

.-■>.1  - - / < ....  : 

L’adjudicataire  fera  tenu  d’employer  d’abord  tout  le 
caillou  ou  gravier  approvifîonné  d’un  côté  de  la  route, 
avant  que  de  fe  fervir  de  celui  qui  fe  trouve  du  côté  op- 
^poféffChàqûb  4ôfé*  cô'hfommé  férà  fénou^velé  de  fuité  en 
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entier,  de  maniéré  qu’il  fe  trouve  toujours  des  matériaux 
pour  fournir  aux  réparations  qui  peuvent  furvenir. 

Les  quantités  de  matériaux  employés  feront  conftatées 
par  l’ingénieur  de  la  maniéré  prefcrite  au  devis , toutes 
les  fois  que  ceux  d’un  côté  auront  été  renouvellés  en 
entier,  &c  l’adjudicaire  devra  prévenir  l’ingénieur  tant 
de  la  confommation  des  tas  de  cailloux  d’un  des  côtés , 
que  du  renouvellement  de  ces  approvifionnemens,  afin 
d’éviter  toute  méprife. 

L’adjudicataire  fera  tenu,  en  outre,  de  faire  répandre 
du  fable  ou  gravier  fur  les  rampes  rapides  lors  des  fortes 


gelées. 


ï X. 


• i 


Les  terraiTes  à faire  fur  les  routes  confident  en  général 
en  repurgement  de  "fofles,  dont  les  déblais  feTont  em- 


ployés à réparer  les  accottemens , & en  remblais  pour  ré- 
parer les  dégradations  des  talus  des  chauffées  ; mais  fur 
celles  qui  font  coupées  en  écharpe  fur  le  penchant  des 


montagnes  , telles^  que  les  deux  routes  de  Briançon  dans 
une  partie  de  leur  longueur,  il  fera  néceflaire  qu’après 
les  fortes  plui'ès  il  foit  enlevé  les  ébôulemens  de  terre  en- 

* , -1  1 1 r A . . ► 1 . : 1 • 


traînés  par  les  eaux,  ou  les  dépôts  dont  les  ravins  auront 
encombré  la  chauffée.  L’entreprenèur  fera  tehu  de  réparer 
auflitôt  ces  avaries'.  ' i ’■ 

" = Toutes,  lesîterrafles  d’entretien  à faire  par  chaque  année 
du  bail  devront  être' exécutées  du  i ventôfe  au  fri- 
maire de  l’année  fuiyante. 


X, 


gouvernement  le  long  des  routes  de  ce  département,  celles 
qui  exiftent  appartiennent  aux  propriétaires  des  terrains  ri- 
verains,l’adjudicataire  ne  fera  tenu  à aucune  culture 
pour  leur  confervation  & entretien. 

X r. 

La  conftrudion , les  réparations  & l’entretien  de  tous 
les  pontceaux  de  deux  mètres  d’ouverture  & au-delFous, 
fofTés  , berges,  levées,  décharges  deau,  rigoles  fouter- 
raines  ou  à découvert , & en  général  de  tout  ce  qui  fait 
partie  des  routes  délignées  au  devis,  font  à la  charge  de 
l’adjudicataire. 

Quant  aux  ponts,  l’adjudicataire  les  réparera  & entre- 
tiendra également  ; mais  la  République  prendra  à fon  compte 
leur  condrudion^à  neuf  ou  partielle  dans  les  cas  nécelîités 
par  des  événemens  indépendans  du  bon  entretien  de  répa- 
ration à la  charge  de  l’adjudicataire,  ce  qui  fera  conftaté 
par  l’ingénieur. 

Il  fera  , en  conféquence,  nettoyer  de  terre,  herbes  ou 
plantes , les  têtes , cordons  ou  plinthes,  avant  5c  arrière- 
bec  , murs  en  aîle  & parapets  des  ponts,  pontceaux  & 
acqueducs.  Il  replacera  les  pierres  des  parapets  5c  les 
bornes  qui  fe  trouveraient  dérangées , 6c  fera  les  rejoin- 
toyemens  en  bon  mortier,  le  tout  à peine  d’être  lefdits 
ouvrages,  faits  à fes  dépens,  ôc  de  répondre  aufîî  perfon- 
nellement  des  dégradations  que  fa  négligence , à cet 
égard , pourroit  occahonner.  * ->1 

L’adjudicataire  ne  pourra  prétendre  à aucune  indem- 
nité pour  raifon  du  préfent  article. 

. ■ . ' II. 

''^‘L*adjudicàtaîrè  féra^'ténu-  âe  placer  des  terrines  ou 


lampions  dans  les  îraverfes  6c  à l’entrée  des  communes, 
lorfqudl  y fera  des'  relevés  à bout  ou  d’autres  ouvrages 
relatifs  à l’entretien  des  routes,  pour  prévenir  les  acci- 
dens  qui  pourraient  avoir  lieu  en  raifon  de  ces  travaux- 

X î I î. 

L’adjudicataire  eft  obligé  d’entretenir  les  bornes  itiné- 
raires qui  fe  trouvent  fur  quelques  routes  du  département. 

X I V. 

Les  devis  6c  détails  font  rédigés  pour  la  durée  du  bail  ; 
6c  s’il  furvenoil  dans  l’intervalle  quelques  accidens  qui  né- 
ceflfitaflent  de  nouveaux  devis,  l’adjudicataire  eft  tenu  de 
fe  conformer  à ceux  qui  feront  faits  par  l’ingénieur  en 
chef,  vifés  par  l’adminidration  centrale  6c  approuvés  par 
le  miniftre  de  l’intérieur,  6c  de  les  mettre  fur-le-champ 
à exécution. 

^ XV. 

L’adjudicataire  eft  obligé  de' faire  travailleT  aux  routes 
dont  il  eft  chargé  , non  pas  feulement  deux  ou  quatre 
fois  l’année,  mais  toutes  les  fois  qu’il  y aura  des  dégrada- 
tions, 6c  en  toutes  faifons,  de  tenir  conftamment  les  foifés 
curés , les  berraes  chargées  6c  nivellées  avec  les  chauflées, 
& de  prendre  les  moyens  indiqués  pour  empêcher  que  les 
eaux  ne  féjournent  fur  le  chemin  , 6c  pour  combler  les 
’ornleres.  . . , ,...|  ,.j!’  - • • 

XVI. 

L’adjudicataire,  foit  par  lui  foit  par  des  ouvriers  à fes 
frais,  vifitera  au  moins  une  fois  chaque  décadejl’étendue 
des  foutes  qui  4ui  feront  affermées,  pour  féqia fer  ou  pfté- 
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venfr  les  plus  petites  dégradations;  il  juftifîera  de  ces 
vifites  & de  ce  travail  habituel  toutes  les  fois  qu’il  en  fera 
requis. 

Il  fe  pourvoira  de  tous  les  outils  & équipages  nécef- 
farres,  d’un  nombre  fufîifant  de  commis,  piqueurs  & 
d’ouvriers  intelligens  pour  les  travaux  & approvifionne- 
mens.  II  les  payera  avec  exaéfitude  tous  les  mois.  Il  fera 
tenu  5 d’après  un  ordre  de  l’adminiftration  centrale,  fur  la 
réquilition  qui  lui  en  fera  faite  par  les  ingénieurs,  de  ren- 
voyer les  commis,  chefs  d’ateliers  & ouvriers  inexaéls , 
Inhabiles  ou  infubordonnés. 

XVII. 

L’adjudicataire  furveillera  les  propriétaires  riverains  ou 
fermiers  qui  fe  permettraient  de  labourer  le  long  de  la 
route,  ou  de  planter  des  arbres  à moins  de  quatre  mètres 
de  diftance  du  bord  extérieur  des  accottemens , & les 
haies  à moins  de  trois  mètres  d’éloignement  de  cette 
même  ligne  , & il  avertira  fur-Ie-champ  les  ingénieurs 
des  contraventions  qu’il  appercevra  à cet  égard,  comme 
auffi  de  celles  qui  peuvent  avoir  lieu  par  des  dépôts  de 
gravois , fumiers,  dégradations  & encombremens  de  ma- 
tériaux faits  par  des  particuliers.  Il  préviendra  également 
des  conftruclions  de  murs  de  clôture  ou  bâtimens  qui  fe 
feraient  fans  autorifation, 

: . X V I,  I L 

Il  fera  fait  état  & inventaire  des  bâtimens,  bureaux, 
corps-de-garde  & barrières  établis  pour  la  perception,  8c 
du  mobilier  y exiftant;  ces  objets  feront  partie  de  la  jouif- 
fariçe  de*  l’adjudicataire , qui  fera  tenu  de  les  réparer  8ç 
entreténir*,  8c  .de  les  rehdre  en  bon  état  à la  fin  de  fon 
bail;  ' ' , 


X I.  X. 
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Il  ne  fera  pas  fourni  de  logement  à l’adjudicataire-,  & 
il  fera  tenu  de  prendre  à fou  compte  , à.  dater  du  jour  de 
fa  mife  en  jouiirance  , ceux  loués  par  l’adminidration 
centrale  & occupés  actuellement  par  les  percepteurs  des 
barrières  ôc  par  la  force  armée  dellinée  à en  protéger  la 
perception. 

X X. 

L’adjudicataire  efl  chargé  de  la  conftruétion  des  bar- 
rières & bureaux  qui  n’auraient  pas  encore  été  établis  , 
mais  dont  le  produit,  à charge  de  réparation  & d’entre- 
tien des  routes , lui  aura  été  adjugé.  La  valeur  à l’expi- 
ration de  fon  bail  lui  en  fera  rembourfée , à dire  d’ex- 
perts, par  fon  fuccefleur.  ‘ i ' • 

XXI. 

L’adjudicataire  ne  pourra  marchander  à la  tâche  avec 
fes  commis  , chefs  d’ateliers  ou  autres,  les  relevés  à bout , 
les  réparations  fimples  de  pavé  & pierre  brute  , ou  celles 
des  chauffées  d’empierrement.  Ces  ouvrages  feront  faits 
à la  journée,  afin  d’y  pouvoir  donner  tous  les  foins  & le 
temps  qu’exige  leur  plus  grande  folidité  & perfedion. 

XXII. 

L’adjudicataire  devra  ^fournir,  dans  les  24  heures  de 
Tadjudication  ,.  une,  caution  folvable  , qui  fera  reçue  par 
i’adminiftration  du  département.  Le  cautionnement  devra 
être  fourni  en  immeubles  , & fera  de  la  valeur  au  moins 
du  prix  d’une  année,,  du  bail.  Il  fournira  auflî  un  certifi- 
cateur de  caution  , laquelle  caution  6c  certificateur , d’i- 
celle , feront  tenus  folidairement  de  toutes  les  obligations, 

impofées 
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impofées-  à‘  Fadjudicataire.  Le  prix  de  la  ferme  fera 
payable  de  trois  mois  en  trois  mois,  & d’avance,  à la 
caifle  du  receveur  général  du  département. 

^ X X ï I 1. 

Si , par  le  réfultatr  dé;  l’adjudication  , le  gouvernement 
étoit  tenu  de  payer  annuellement  une  fomme  , quelconque 
à l’adjudicataire  , le.  payement  lui  en.  fera  fait  tous  les 
trois  mois  fur  les  ordonnances  du  miniftre  de  l’intérieur. 
Dans  ce  cas,  le  cautionnement  de  l’adjudicataire  devra 
être  de  la  valeur  préfumée  du  produit  annuel'des  barrières 
adjugées  i plus  , du  montant  des  réparations  & entretien 
des^  routes  pour  la  première*  année. 

’ J . : ^ 'i 

Faute  par  le  fermier  de.  fairelà  la  route  ou  aux  routes, 
pontceaux  & ponts., .les  condruélions  , réparations  & en- 
tretiens ffcipulés  par  fon  bail  , ce  qui  fera  conflaté  par  les 
procès-verbaux  des  ingénieurs  ; & faute  de  payement  du 
prix  de  ferme  aux  époques  convenues,  l’adminiftration 
du  département  prononcera, la  réliliation  du  bail.  Elle 
fera  faire,  aux  frais  du  fermier,  les  conftruétions  , répa- 
rations & entretiens  qu’il  aura^ négligés  ou  mal  faits. 

,.X.X:V. 

Les  app,rovirionnemenSt&  les  ouvrages  faits  feront  conL 
tâtés  par  ^proGè-SrVerbaux  des,  ingénieurs , 

S . A V O I R : 

■ 1 ...  . 

^ La  moitié, des,  matériaux  néceflaires  à la  réparation  des 
.routés  pèndâtïf  ia^prendere  ' année- du  bail , &c  fixés  par 

C 
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le  devis , fera  approvifionnée  trois  mois  après  la  date  de 
l’adjudication 5 le  refte  pour  le  i.®”'  frimaire  fuivant,  & ils 
feront  reçus  à ces  époques.  Les  relevés  à bout  indiqués 
pour  la  reftauration  des  pavés,  feront  faits  pour  le 
brumaire,  & ces  ouvrages  feront  reçus  au  i.®^  germinal 
de  l’année  fuivante. 

Les  relevés  à bout  pour  l’entretien  des  chauflées , pen- 
dant les  autres  années  du  bail,  feront  également  terminés 
au  i.®"^  brumaire  ôc  ils  feront  reçus  au  i.®*^  germinal 
après  la  campagne,  pendant -laquelle  ils  auront  été  exé- 
cutés, & les  piocès-verbaux  de  réception  conftateront  lî 
la  quantité  de  pavé  neuf,. prefcrit  par  le  devis,  y a été 
employé.  Quant  aux  approvifionnemens  de  cailloux,  pier- 
raille & gravier  qu’exige  l’entretien  des  chauffées  d’em- 
pierrement, une  moitié  fera  faite  & reçue  au  i.®'’  ven- 
démiaire de  chacune  des  deux  autres  années  du  bail, l’autre 
moitié  le  fera  depuis  cette  époque  jufqu’au  i.®'"  germinal, 
^ enfuité  à mefure  que*  les  tas  de  cailloux  feront  renou- 
vellés  de  chaque  côté  de  la  route , ainfi  qu’il  efl  prefcrit 
par  l’article  VIIÏ.  ' 

■ L’entretien  des  chauffées  d’empierrement  fera  conflaté 
& reçu  à la  même  époque  du  i.®""  germinal,  & les  terraffes 
au  i.®*^  frimaire  de  chaque  année.  ' ' 

XXVI. 

L’adjudicataire  efl  tenu  de  prendre  à fon  compte  tous 
les  matériaux  approvifionnés  fur  les  routes  ou  dans  les 
carrières  d^en  payer  le  montant  aux  entrepreneurs  ac- 
tuels fur  le  même  taux  porté  dans  leurs  engagemens  avec 
le  gouvernement. 

XXVII 

Les  réglemens  relatifs  à la  régie  des  barrières  j conte- 
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nus  dans  les  lois  ou  arrêtés,  du  direéloire  exécutif,  en 
vertu  des  difpofîtions  qu’elles  contiennent,  font  communs 
aux  fermiers.  En  conféquence  , l’adjudicataire  eft  tenu 
de  s’y  conformer,  d’avoir  toujours  dans  fon  bureau  des 
exemplaires  de  ces  lois  ôc  arrêtés  , de  tenir  conlfamment 
affichées  celles  de  leurs  difpofitions  qui  doivent  l’être  , 8c 
de  fatisfaire  le  public  fous  le  double  rapport  du  bon  en- 
tretien des  routes  ôc  de  la  perception  de  la  taxe  deftinée 
à y pourvoir.  Ses  regihres  feront  tenus  avec  exaéfitude  , 
afin  qu’en  cas  de  plainte  ou  autre  difcuffion  , ils  puifient 
être  repréfentés.  L’adjudicataire  ne  pourra,  à quelque 
titre  que  ce  foit  , compoler  avec  les  contiibuables  par 
abonnement  ou  autrement.  Il  fera  tenu  de  fe  conformer 
aux  lois  ôc  arrêtés  concernant  la  perception  de  la  taxe  , 
ôc  aux  tarifs  qui  en  fixent  les  droits , à peine  d’être  traduit 
aux  tribunaux,  ôc  d’y  être  rigoureufement  pourluivi  pour 
caufe  de  fraude  dans  la  perception  des  contributions  pu- 
bliques ôc  d’infraétioa  aux  lois. 

X X V I I î. 

Pour  l’exécution  des  claufes  du  bail  ôc  du  préfent  cahier 
des  charges,  l’adjudicataire  & fa  caution  fe  foumettront 
- à être  traités  comme  entrepreneurs  des  travaux  publics.  En 
conféquence,  toutes  les  contefiations  qui  s’élèveront  en 
interprétation  ou  dans  l’exécution  du  bail  , feront  portées 
pardevant  l’adminiftration  centrale  du  département,  pour 
y être  décidées  adminiftrativeraent , tant  au  fond  que  pour 
la  contrainte  par  corps  j ce  qui  fera  exécuté  provifoire- 
mens,  fauf  le  recours  au  Direftoire  exécutif,  le  tout  con- 
formément à l’article  3 du  titre  XIV-  de  la  loi  du  1 1 fep- 
tembre  1790,  à la  loi  du  30  mars  1753  & à celle  du  15 
germinal  an  6, 


XXIX, 


L’adjudicataire  fera  tenu  de  payer,  fans  délai,  les  frais 
de  timbre  & d’enregiftrement  , d’expédition  de  procès- 
verbal,  & généralement  tous  ceux  auxquels  donnera  lieu 
la  préfente  adjudication  , ainfi  qu’une  gratification  de 
75  francs  à chacun  des  receveurs  qui  fe  trouveront  en 
exercice  dans  fon  arrondifiement  à l’époque  de  fa  mifc  en 
jouifîance. 

XXX. 

Le  bail  fera  fournis  à l’approbation  du  miniftre  de 
l’intérieur.  A cet  effet , il  lui  en  fera  adreffé  deux  expédi- 
tions, dont  une  reliera  dans  fes  bureaux  & l’autre  fera 
renvoyée  à l’adminiUration  centrale  du  département. 

Dans  le  cas  où  l’on  pourroit  craindre  que  la  République 
ne  fût  léfée  par  cette  première  mife  en  ferme,  l’approba- 
tion du  minifire  ne  fera  donnée  que  fous  la  réferve  ex- 
prelfe  que  l’adjudicataire  fera  obligé  en  tout  temps  de 
céder  fa  ferme,  fans  indemnité,  à celui  qui  fera  une  offre 
d’un  quart  plus  avantageufe,  avec  caution  folvable,  quand 
même  le  bail  ne  feroit  pas  à terme.  L’adjudicataire  aura 
néanmoins  la  préférence  pour  conferver  fa  ferme , en  fe 
foumettant  lui  & fa  caution  à la  même  condition.  En  cas 
qu’il  ne  veuille  pas  s’y  foumettre , il  fera  feulement  rem- 
bourfé  par  le  nouveau  fermier,  à dire  d’experts,  des  im- 
penfes  & matériaux  dont  celui-ci  devra  profiter. 

XXXI. 

Le  fermier  eft  tenu  d’avoir  des  regiflres  en  papier  tim- 
bré, conformément  à l’arrêté  du  Direétoire  exécutif,  du 
26  ventôfe  an  7. 
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X X X I T. 

L’adjudicataire  fera  admis  à payer  le  prix  de  fa  ferme  : 
favoir,  le  tiers  en  monnoie  blanche  ôc  le  rcfte  en  monnoie 
de  billon. 

XXXIII. 

Le  gouvernement  continuera  à fournir,  comme  par  le 
pafle , la  force  armée  , & fans  frais  pour  l’adjudicataire, 
fl  ce  n’eft  pour  le  logement  de  la  troupe. 

XXXIV. 

L’adjudicataire  pourra,  conformément  aux  lois  relatives 
aux  adjudications  des  domaines  nationaux,  & vu  le  dépôt 
fait  d’avance  des  titres  de  folvabilité,  faire  une  déclara- 
tiion  de  command  dans  les  vingt-quatre  heures. 

XXXV. 

Les  amendes,  converties  en  taxes  fixes  par  la  loi  du  14 
brumaire  an  7,  appartiendront  aux  fermiers,  conformé- 
ment à l’article  XLIV  de  celle  du  5 nivôfe  an  6 , qui , 
d’une  part,  leur  impofe  l’obligation  de  fe  conformer  fcru- 
puleufement  aux  réglemens  relatifs  à la  perception  de  la 
taxe  d’entretien , ôc  dé  l’autre  les  tnet  aux  droits  du  gou- 
vernement. 

XXXV  L 

Toutes  perfonnes  qui  voudront  concourir  aux  adjudi- 
cations, feront  tenues  de  juliifier  à l’adminifiration , juf- 
ques  dans  le  jour  qui  précédera  celui  indiqué  par  lefdites 
adjudications  , d’un  aéfe  en  forme  qui  les  fafle  connoître^ 
& de  titres  valables  de  Ja  folvabilité  de  leurs  caatiohs 
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ôc  certificateurs  de  caution.  Elles  feront  pareillement  te- 
nues de  faire  des  foumifiions  du  prix  qu’elles  croiront 
devoir  offrir  pour  la  ferme  de  chacun  des  douze  lots  in- 
diqués en  tête  du  préfent  cahier  des  charges. 

Fait  & dreffé  par  l’ingénieur  en  chef  des  ponts  & 
chaufîees  du  département  de  l’il'ere  , à Grenoble,  ce  i 
floréal,  an  7 de  la  République  françaife  , une  Ôc  indi- 
vifible.  Signé  Dausse., 

L’Administration  centrale  du  département  de  l’Ifere  ^ 
vu  le  préfent  cahier  des  charges. 

Ouï  le  commiiïaire  du  directoire  exécutif. 

Approuve  ledit  cahier  des  charges , & arrête  qu’il  fera 
envoyé  au  miniftre  de  l’intérieur  pour  recevoir  fon  ap- 
probation. 

Fait  en  féance  , ce  5 floréal , an  7 de  la  République 
françaife. 

Signé  DUC,  prejident  ; Belluard,  Martin, 
CharrEL,  adminifirateürs  j B.  R Q Y E R , Jecrétaire  en 
chef. 

Approuvé  conformément  à ma  lettre  de  ce  jour. 

A Paris,  le  15  prairial  an  7. 

Le  Minifire  de  V intérieur  , 
d’ig/zê  F R A NÇ  O I S ( (fe  Neufchâteau 
Le  Chef  de  la  troifieme  Divifion  , 

Signé  LE  CAMUS. 


A Grenoble,  de  l’Imprimerie  de:  J.  Allier,  cour  de  Chaulnes.. 


